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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 258 

20 Απριλίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Αριθμ. 8191 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων διακηρύττει τη με ανοικτή 
διαδικασία διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ.ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-Η/Μ)», προϋ/σμού 80.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (π.δ. και Υπ. Αποφάσεων), που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και οι όροι της διακή¬ 
ρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 18 η Μάΐου 2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης ων 
προσφορών). 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1π τάξη για έργα Η/Μ ή Κ/Ξ 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που να καλύπτουν τις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της υπηρεσίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
ήτοι στο ποσό των 1.345,00 € σε εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ, κ.λπ.. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις 
(3) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των 
τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νΐ 
απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου (Κολιάτσου 32 
- αρμ. Φουρλά Αικατερίνη,τηλ. 27410/74000) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κόρινθος, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ Π. ΘΩΜΑΪΔΗΣ 


( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία με το σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση 
τιμολογίων. 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 609/1985 για την 
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 
2006» προϋπολογισμού 419.708,64 € και συνολικής δα¬ 
πάνης 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Ια. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15 11 του μηνάς Μάΐου, 
έτους 2006 ημέρα Δευτέρα στην αίθουσα του Δημοτι¬ 
κού Συμβουλίου με ώρα έναρξης παραλαβής προσφο¬ 
ρών την 9:30 και ώρα λήξης την 10:00 μ.μ. Σε περίπτωση 
που η δημοπρασία δεν διενεργηθεί την ανωτέρω ημέρα, 
θα διενεργηθεί την ημέρα Πέμπτη 18 Μάΐου και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). 

1β. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω 
σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια, 
κ.λπ.) του τρόπου κτήσης τους και τέλος να παραλά¬ 
βουν τα έντυπα για την σύνταξη και την υποβολή της 
προσφοράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού στα 
γραφεία του Δήμου Κηφισιάς που βρίσκονται στην οδό 
Μυρσίνης και Διονύσου μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 
Τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή πις προσφοράς 
θα διατίθενται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, αριθμη- 
μένα σε κάθε Ε.Δ.Ε. ο οποίος στην συνέχεια υποχρεού- 
ται να προσκομίσει αυτά τα ίδια και μόνο ως προσφορά 
του επί ποινή αποκλεισμού. 

2. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Α2 ή μεγαλύτερης 
τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τον ν. 2940/ 
2001, άρθρο 4, παρ. 40. 

3. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των 120 (εκατόν είκοσι) ημερο¬ 
λογιακών ημερών. 

4. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 8.394,17 € (2% επί του δημοπρατούμενου προϋ¬ 
πολογισμού), πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Κη¬ 
φισιάς και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές 
επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν 
θα είναι λιγότερη των 90 ημερολογιακών ημερών. 

Κηφισιά, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Ανακοινώνει οτι ματαιώνεται ο διαγωνισμός του έργου 
«Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2006» που ήταν προ¬ 
γραμματισμένος για την Πέμπτη 4 Μαΐου 2006. 

Κηφισιά, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 10328 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθε¬ 
ται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές η εκτέλεση του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ¬ 
ΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» με τη διαδικασία της παραγράφου 2α 
και του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει, 
και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. Η οικο¬ 
νομική προσφορά των διαγωνιζόμενων, θα υποβληθεί 
με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παράγραφος 4δ του ν. 1418/1984 και του άρθρου 9 του 
π.δ. 609/1985, με συνολική κατά τον προϋπολογισμό της 
μελέτης δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 600.000 ευρώ (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ποσού με το Φ.Π.Α 19%). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, η 11.5.2006 ημέρα Πέμπτη 
του έτους 2006 και ώρα λήξης 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία 11.5.2006 τότε θα διενεργηθεί την 15.5.2006, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα του έτους 2006 και ώρα λήξης 10:00 π.μ. 

Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι την ώρα αυτή θα 
γίνεται από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού 
στα γραφεία του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 
18 Ασπρόπυργος. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. με πτυχία 1ης 
τάξεως και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2ης τάξεως 
και άνω για έργα Η/Μ. 

Εγγύηση συμμετοχής: 9.810 € (2%), 

Ολα τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται 
στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπου οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., μέχρι δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας 
(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και 


χορηγούνται τα αργότερο εντός της επομένης εργάσι¬ 
μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι η δαπάνη και η ευθύνη για την 
αναπαραγωγής τους επιβαρύνει τους ιδίους. 

Ασπρόπυργος, 19 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΙΑΚΟΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας προκηρύσσει: 

Ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έρ¬ 
γου «Αποκατάσταση ρέματος Ποτόκι» προϋπολογισμού 
δαπάνης 83.993,06 € με Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από 
ιδίους πόρους. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο 
ομαλότητας αυτών στον προϋπολογισμό προσφοράς 
που χορηγείται από την Υπηρεσία (περίπτωση β παρ. 4 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, 
όπως ισχύουν κατά τον χρόνο διεξαγωγής της δημο- 
πράτησης). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11η Μαΐου 2006, ημέρα 
Πέμπτη με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 
10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας του Δήμου, Κασ- 
σανδρεία Χαλκιδικής Τ.Κ. 63077, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξα¬ 
χθεί η δημοπρασία , τότε θα διενεργηθεί την 15η Μαΐου 
2006 ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών την 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Ν κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ, 
Α1 τάξης και άνω για έργα της κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/04, π.δ. 609/1985, 
π.δ. 410/1995 και π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.415,00 €. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο πο¬ 
σοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του 
ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα ορι¬ 
ζόμενα στην παράγραφο 2 του ν. 3263/2004. 

Ορίζεται συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση, κα¬ 
θώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου Κασσάνδρας (Κασσανδρεία Χαλκιδικής 
Τ.Κ. 630 77) μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Πληροφορίες παρέχονται από τους τεχνικούς του 
Δήμου (τηλ. 2374022083,22001, φαξ 2374023902) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κασσανδρεία, 17 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 


Αριθμ. 250 

Ο Πρόεδρος του Δ.Συμβουλίου του Δημοτικού Οργα¬ 
νισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δήμου 
Αγίου Νικολάου προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη προμηθευτή γάλακτος και σαπουνιού 1 ου 
εξαμήνου για το προσωπικό Δημοτικό Οργανισμού προ- 
ϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 4.663,60 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δημοτικού 
Οργανισμού περιοχή Αμμούδα Αγιος Νικόλαος στις 
8 Μαΐου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30-11.00. Σε 
περίπτωση άγονου διαγωνισμού θα επαναληφθεί στις 
18.5.2006. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέ¬ 
τουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά συνεται¬ 
ρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια. 

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 233,18 ευρώ και 
κατατίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τ ράπεζας. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού και οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στο τηλέφωνο 2841024517-2841023107. 

Άγιος Νικόλαος, 19 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΓΔ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 


Αριθμ. 20513 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του ν. 2286/1995 
(ΦΕΚ 19/Α/1.2.1995) του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/1996) 
«περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων και του ν. 370/1995 προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου 
προς το Κοινοτικό Δίκαιο: 

Προκηρύσσει 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές. 

Την 9.5.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. για την 
προμήθεια ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ για το Νοσο¬ 
κομείο, συνολικής πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
3.201,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 


Η διακήρυξη Νο 47/2006 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γ ρ. Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 210-49.18.244.. 

Νίκαια, 17 Απριλίου 2006 

Η Αναπληρώτρια Διοικητήρια 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΕΛΙΩΖΗ 
-♦- 

( 8 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 20525 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 
19/Α/1.2.1995) του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/96) «περί προ¬ 
μηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων και του ν. 370/1995 προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το 
Κοινοτικό Δίκαιο: 

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
γραπτές σφραγισμένες προσφορές την 9.5.2006 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για την προμήθεια ΚΑΤΕΨΥΓ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ για το Νοσοκομείο, συνολικής πιθανής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.473,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Η διακήρυξη Νο 45/2006 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γ ρ. Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 210-49.18.244. 

Νίκαια, 17 Απριλίου 2006 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΕΛΙΩΖΗ 
-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
με ανοικτή δημοπρασία και με το σύστημα ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ και με βάση το τιμολόγιο της 
μελέτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 
500.000,00 ΕΥΡΩ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται είναι 500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 19,00 %) 
κατηγορίας εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εκ των οποίων οι 
54.803,99 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8η του μηνάς Μαΐου 
ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών την 10η π.μ. 
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3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Τετάρτη 3 Μάΐου 2006. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 1η, 2η, 3η (εντός νομού 
έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία 
ορίζεται σε 8.403,36 € (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗ- 
ΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθε¬ 
σμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 210 
ημερολογιακών ημερών. 

Παλλήνη, 19 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2006)» με ανοικτή 
δημοπρασία και με το σύστημα ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α είναι 300.000,00 
ΕΥΡΩ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται είναι 300.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 19,00%) 
κατηγορίας εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εκ των οποίων οι 
32.882,69 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8η του μηνάς Μάΐου 
2006 ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών την 10η π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Τετάρτη 3 Μάΐου 2006. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή 
εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2,1η, 2η, (εντός 
νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 5.042,02 € (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), 
πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δη¬ 
μόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθε¬ 
σμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 210 
ημερολογιακών ημερών. 

Παλλήνη, 19 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 


(11) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 
Αριθμ. 3659 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δημοσίων Έργων - Οικο¬ 
νομικών - Περιβάλλοντος - Σχεδιασμού - Προγραμμα¬ 
τισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου διακη¬ 
ρύσσει την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ», προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ 
(300.000,00€) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

2. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί: 

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, των προε¬ 
δρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων 
που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του, του π.δ. 609/1985 όπως 
(τροποποιημένο και συμπληρωμένο) ισχύει κατά την 
υπόψη κρίσιμη ημερομηνία, επιλεγομένου του συστή¬ 
ματος προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παράγραφος (β) του ν. 1418/1984, και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

β) Σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις και όλους τους 
όρους του Τεύχους Διακήρυξης Δημοπρασίας που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 143/14.4.2006 απόφαση της 
Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Λέσβου. 

3. Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

3.1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη με έδρα οπουδήποτε 
στην Ελλάδα για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και 
συγχρόνως στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη με έδρα οπουδήποτε 
στην Ελλάδα για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της ΕυρωπάΐκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

3.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.ΠΑ.) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 
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3.4. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοπτά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία, 
που παρέχεται κατά νόμο, ορίζεται σε πέντε χιλιάδες 
τριακόσια δύο Ευρώ (5.302,00 €), και πρέπει να απευθύ¬ 
νεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει 
να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 5.6.2006, 
ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 8.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

6. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα Γραφεία της 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 35 - Μυτιλή¬ 
νη). 

7. Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που θα 
συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι, χορηγείται από τη 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 35 - Μυτιλήνη, 
τηλ. 22510 47450), από την οποία μπορούν να πάρουν και 
άλλα στοιχεία και τεύχη κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και μέχρι την 31.5.2006 ημέρα Τετάρτη. 

Μυτιλήνη, 18 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος 

της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Νομάρχης Λέσβου 
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. 4560 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. 

Το Δ.Β.Α. διακηρύσσει δημόσιο τακτικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από 
συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφο¬ 
ράς της υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών 
για τη λήψη - παρακολούθηση σημάτων και συντήρηση 
- επισκευή των συστημάτων ασφαλείας του Δ.Β.Α. που 
είναι εγκατεστημένα σε διάφορα κτίρια του Δ.Β.Α. και 
για διάρκεια εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης Οικ. Ετών 2006-2007, με αριθμό δι¬ 
ακήρυξης 1221/2006. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών προϋ- 
πολογίσθηκε με το ποσό των 8.343,09 € (οκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα τριών € και εννέα λεπτών) συμπε¬ 
ριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 19% και θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 6264.07 «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συ¬ 
ναγερμού» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2006-7. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 5% (άρθρο 15 παρ. 7 του π.δ. 28/1980) επί του ενδει¬ 
κτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 19%, ήτοι ανέρχεται στο ποσό των 417,15 € (τετρα¬ 
κόσια δεκαεπτά € και δεκαπέντε λεπτά) και βεβαιώνεται 


με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.&Δ. ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας συ- 
νταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κε¬ 
ντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθη¬ 
νών, οδός Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος 
αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις 4 Μαίου ημέρα 
Πέμπτη του έτους 2006 και ώρα ενάρξεως του διαγωνι¬ 
σμού ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής 
των προσφορών η 11:30 π.μ. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό και περί της διακη- 
ρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι 
από το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών στο ίαχ 
- τηλέφωνο 210-51.21.953. και στη Δ/νση Ρόδου 181 και 
Σερήνου Σεπόλια, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 08:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2006 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. 

Αντιδήμαρχος Αθηναίων 
ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ-ΡΑΛΛΗ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στη διενέργεια πρό¬ 
χειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση δεκατριών (13) λεω¬ 
φορείων για την πραγματοποίηση ένδεκα (11) ημερήσιων 
εκδρομών για άτομα Γ' ηλικίας του Β' Δημοτικού Δια¬ 
μερίσματος της Δ/νσης Διοικήσεως, προϋπολογισμού 
δαπάνης 6,730,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
9%, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις 
προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332), 
στις 4.5.2006, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής 
των προσφορών 10:30' π.μ. και ώρα λήξης 10:45' π.μ. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού των τεχνικών προσφο¬ 
ρών θα γίνει στις 11.5.2006 ώρα 09:00 π.μ., ενώ η απο¬ 
σφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την 
επόμενη εργάσιμη μέρα, ίδια ώρα και μετά από τηλε¬ 
φωνική πρόσκληση. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ., τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από το Β' Δημοτικό Διαμέ¬ 
ρισμα, Μοναστηριού 93 2ος όροφος από την αρμόδια 
υπάλληλο Πολυμένου Ε., τηλ. 2310 519-250 και 2310 527- 
856, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 
Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην «Προμήθεια ανα¬ 
λωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φαξ, κ.τ.λ.», προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό και καλεί 
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τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές 
τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332), στις 4.5.2006, 
ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 
10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ. 

Το πρακτικό των τεχνικών προσφορών θα ανακοινωθεί 
στις 11.5.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00' - 09:15" π.μ., 
ενώ οι οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν κατόπιν 
τηλεφωνικής πρόσκλησης. 

Τ ον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ., τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Μελετών Αρ¬ 
χιτεκτονικών Έργων - Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών, 
Αγγελάκη 13 2ος όροφος, τηλ. 2310 296-873, Σπ. Γεωρ¬ 
γίου, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 

Αριθμ. 1781 

Ο Δήμαρχος Πιαλείων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης με σφρα¬ 
γισμένες Προσφορές, η ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 
Δ.Δ. ΦΙΛΥΡΑΣ», δαπάνης 95.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα, του π.δ. 609/1985 και το ν. 3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της παρούσης διακύρηξης, η χρηματοδότηση του οποίου 
θα γίνει από Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων καθώς και από Δημοτικούς πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11 ην Μάίου 2006 ημέρα 
Πέμπτη στα γραφεία του Δήμου Πιαλείων ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής και ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών 10 π.μ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων 
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
(εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης 
κατηγορίας και προϋπολογισμού). 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένες στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ποσού 1.570,00 € η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Πιαλείων. 


2. Οποιοδήποτε Δημόσιο έγγραφο για την εξακρίβωση 
της έδρας της επιχείρησης. 

3. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενη¬ 
μερότητας. 

4. Δήλωση του ν. 1599/1986 για τα μηχανήματα του 
έργου και βεβαίωση τελών κυκλοφορίας τους. 

5. Δήλωση του ν. 1599/1986 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών τους. 

6. Τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Τ.Υ.Δ.Κ. 

της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Τρικάλων 
και στα γραφεία του Δήμου Πιαλείων στα τηλ. 24310- 
52109 και 52110. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δη- 
μοπράτησης μέχρι και 2 ημερολογιακές ημέρες πριν τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας από τα γραφεία του Δήμου 
με την καταβολή 10 ευρώ. 

Φήκη, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 

Αριθμ. 1775 

Ο Δήμαρχος Πιαλείων διακηρύξει ότι εκτίθεται σε 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου 
της μελέτης με σφραγισμένες προσφορές, η ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥ¬ 
ΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ», δαπάνης 
335.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα 
με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα, του 
π.δ. 609/1985 και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσης δια- 
κύρηξης, η χρηματοδότηση του οποίου θα γίνει από 
Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
καθώς και από Δημοτικούς πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11 ην Μάίου 2006 ημέρα 
Πέμπτη στα γραφεία του Δήμου Πιαλείων ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής και ώρια λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών 10 π,μ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν 
στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
Α2 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολο- 
γικά)- ή εμπειροτέχνες κατηγορίας Η/Μ και αντίστοιχου 
προϋπολογισμού. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένες στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ (Ηλεκτρομηχα- 
νολογικά). 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ποσού 5.515,97 € η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Πιαλείων. 

2. Οποιοδήποτε Δημόσιο έγγραφο για την εξακρίβωση 
της έδρας της επιχείρησης. 
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3. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενη¬ 
μερότητας. 

4. Δήλωση του ν. 1599/1986 για τα μηχανήματα του 
έργου και βεβαίωση τελών κυκλοφορίας τους. 

5. Δήλωση του ν. 1599/1986 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών τους. 

6. Τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη στοι¬ 
χεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Τρικάλων 
και στα γραφεία του Δήμου Πιαλείων στα τηλ. 24310- 
52109 και 52110. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τείχη δη- 
μοπράτησης μέχρι και 2 ημερολογιακές ημέρες πριν τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας από τα γραφεία του Δήμου 
με την καταβολή 10 ευρώ. 

Φήκη, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 

Αριθμ. 1774 

Ο Δήμαρχος Πιαλείων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της με¬ 
λέτης με σφραγισμένες προσφορές, η ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΔΔ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ», δαπάνης 43.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του 
διατάγματα, του π.δ. 609/1985 και το ν. 3263/2004 όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της πα- 
ρούσης διακύρηξης, η χρηματοδότηση του οποίου θα γίνει 
από Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
καθώς και από Δημοτικούς πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8 ην Μα'ΐου 2006 ημέρα 
Δευτέρα στα γραφεία του Δήμου Πιαλείων ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής και ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών 10 π.μ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν 
στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ποσού: 695,00 € η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Πιαλείων. 

2. Οποιοδήποτε Δημόσιο έγγραφο για την εξακρίβωση 
της έδρας της επιχείρησης. 

3. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενη¬ 
μερότητας. 

4. Δήλωση του ν. 1599/1986 για τα μηχανήματα του 
έργου και βεβαίωση τελών κυκλοφορίας τους. 

5. Δήλωση του ν. 1599/1986 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών τους. 


6. Τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη στοι- 
χεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Τρικάλων 
και στα γραφεία του Δήμου Πιαλείων στα τηλ. 24310- 
52109 και 52110. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δη- 
μοπράτησης μέχρι και 2 ημερολογιακός ημέρες πριν 
τη διεξαγωγή της δημοπρασίας από τα γραφεία του 
Δήμου με την καταβολή 10 ευρώ. 

Φήκη, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 3894 

Η Δ.Ε.Π.Α.Α.Π., σε συνεργασία με τον Δήμο Πετρούπο¬ 
λης και τον Δ.Α.Ο.Π. προκηρύσσει Ανοικτή Δημοπρασία 
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη ανα¬ 
δόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με το σύστημα υποβολής προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, όπως ορίζε¬ 
ται στο άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», τα εκτελεστικά του διατάγματα 
και το ν. 3236/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημε¬ 
ρομηνία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό τύπο, καθώς και τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής Διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης, 
ως αναλυτικά προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ. 29/2006 
απόφαση Δ.Ε. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 
907.563,02 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ορίσθηκε 
σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 18.152 

€. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πετρού¬ 
πολης ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την 8.5.2006, 
ημέρα Δευτέρα και και ώρα λήξης της υποβολής προ¬ 
σφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ 1ης τάξεως και άνω ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που να καλύπτουν την πιο παραπάνω κα¬ 
τηγορία, και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στα ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξεως και άνω ή 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που να κα¬ 
λύπτουν την πιο παραπάνω κατηγορία και εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 1ης τάξεως και άνω ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που να καλύπτουν την πιο 
παραπάνω κατηγορία. 

Το έργο χρηματοδοτείται από από την Δ.Ε.Π.Α.Α.Π. με 
χρήματα που έχουν επιχορηγηθεί προς αυτήν από το Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. από Πιστώσεις του Προγράμματος Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. σε 
ποσοστό 97%, ίδιους πόρους του Δήμου Πετρούπολης σε 
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ποσοστό 2% και τον Δ.Α.Ο.Π. σε ποσοστό 1%, ποσοστό 
που επίσης καλύπτεται από ίδιους πόρους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, 
να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων, σχεδίων κ.λ.π. της 
δημοπράτησης και να παραλαμβάνουν σειρά εντύπων, 
τευχών ως και το έντυπο υποβολής προσφοράς τους 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες 9.00 -12.30 μέχρι και την 3.5.2006, 
καταβάλλοντος το ποσόν των 15 €. 

Πετρούπολη, 18 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Α.Α.Π. Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Αριθμ. 2538 

Ο Δήμαρχος Δήμου Αιτωλικού προκηρύσσει ανοιχτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις 
πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Δήμου Αιτωλι- 
κού», με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 
και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 218/1999 
και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 334.331,15 € χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 
με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 400.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.5.2006 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Αιτωλικού, στην έδρα του Δήμου 
Αιτωλικού του Ν. Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 8.5.2006, τότε θα διενεργηθεί την επόμενη 
Δευτέρα αντίστοιχα και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του 
Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» με υπάρχουσα πίστωση για 
το έτος 2006, 400.000,00 €. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 
και Α1 τάξης για έργα ΗΛΜ ή στην Α2 τάξη για έργα 
κατηγορίας οικοδομικά και Α1 τάξης για έργα ΗΛΜ, 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποίο τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 


σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Οδο¬ 
ποιίας και Α1 τάξης για έργα ΗΛΜ ή Α1 τάξη για έργα 
Οικοδομικά και Α1 τάξης για έργα ΗΛΜ, με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 6.690,00 € (2%). 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου πέντε (5) 
μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Αιτωλικού στο Δημαρχείο, στο Αιτωλικό του 
Ν. Αιτωλ/νίας (τηλ. 26320/22530) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης 
Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου και Λεβίδου, 
Μεσολόγγι (Αρμόδιος: Αγν. Λύτρας, τηλ. 26310-55449) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση 
της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται, εφόσον ζητη¬ 
θούν, από την Τ.Υ,Δ.Κ. Αιτωλ/νίας (τηλ.: 26310-55433), 
τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η 
ημέρα του διαγωνισμού). 

Αιτωλικό, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ 

Αριθμ. 2091 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ακράτας προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 
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για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση οικισμού Ζα- 
ρούχλας Δήμου Ακράτας: Διαμόρφωση κεντρικής οδού 
(Χαραλάμπη) - Α' Φάση», με το σύστημα του επιμέρους 
ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου 
μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 218/1999 
και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 260.600,00 € και 
συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
310.114,00 €, με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ-Π 
στα πλαίσια του μέτρου 6.2.1 «Ανάπτυξη Ορεινών και 
Ημιορεινών περιοχών, βελτίωση του Οικιστικού ιστού 
σε οικισμούς της υπαίθρου.». 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΓΊ/ΔΕ 2000-2006 με 
την υπ’ αριθμ. 484/17.1.2006 απόφαση του Γ.Γ.ΠΔΕ. Η 
κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 75% και 
καλύπτεται από το ΕΓΤΠΕ-Π ενώ σε 25% ανέρχεται η 
Κρατική συμμετοχή. Η απόδοση των πιστώσεων θα γίνει 
με χρηματοδότηση του Δήμου μέσω της ΣΑΕΠ 001/3 της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης - προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Ακράτας, στην έδρα του Δήμου 
Ακράτας του Ν. Αχαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 22.5.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από πιστώ¬ 
σεις του προγράμματος Γ.Π.Ε.Π. ΜΕΤΡΟ 6.2.1, με πίστωση 
310.114,00 € για το έτος 2006. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2! τάξη για έργα κατηγορίας «οικοδομι¬ 
κά», με Α1! τάξη για έργα κατηγορίας «Η/Μ». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 


του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας «οικοδομικά», ενώ για έργα κατηγορίας «Η/Μ» δεν 
μπορούν να λάβουν μέρος με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν, 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 5.212,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου Εκατόν 
πενήντα (180) ημερολογιακές ημέρες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Ακράτας στο Δημαρχείο στην Ακράτα του Ν. 
Αχαίας (αρμόδια: Αγγ. Παλασοπούλου, τηλ. 26960/29032) 
ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχα- 
ίας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: Ε. Παύλου τηλ. 
2610/316428) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λά¬ 
βουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την 10.5.2006 (μία δημοπρασία 
διενεργούμενη Δευτέρα ή προηγούμενη Τετάρτη και 
διενεργούμενη Πέμπτη ή προηγούμενη Δευτέρα) το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαίας 
(Αρμόδια: Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Ακράτα, 17 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 

Αριθμ. 3201 

Ο Δήμαρχος Δήμου Μεσσάτιδος προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «Κατασκευή (τοποθέτηση) 
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συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Δ. Σαραβαλί- 
ου», με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 218/1999 
και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 344.400,00 € και 
συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 
397.936,00 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11.5.2006 ημέρα Πέμπτη στο 
Δημαρχείο Οβρυάς, στην έδρα του Δήμου Μεσσάτιδος 
του Ν. Αχάΐας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για 
οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία, 
τότε θα διενεργηθεί την 18.5.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00 π.μ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
Δήμου με υπάρχουσα πίστωση 200.000,00 €. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην πρώτη (1η) τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4) Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του αρ. 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 


ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοτών Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995 του π.δ. 171/1987, κ.λ,π. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 6.683,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Μεσσάτιδος στο Δημαρχείο στην Οβρυά Ν. 
Αχάΐας (Αρμόδιος: Λιάκου Παναγιώτα, τηλ.: 2610/525775) 
ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχάΐ¬ 
ας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: Σπάθή Ειρήνη, τηλ.: 
2610/315440) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λά¬ 
βουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους μέχρι και την Δευτέρα το αργότερο, εντός της 
επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή σχετικής 
αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάΐας (Αρμόδια: Βελλοπούλου 
Φ„ τηλ - 2610-316798). 

Οβρυά, 4 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΤΣΙΔΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ 

Αριθμ. 2901 

Ο Δήμος Θεσσαλιώτιδας διακηρύττει ότι την 11η του 
μηνός Μαΐου του έτους 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο Θεσσαλιώτιδας, θα διεξαχθεί δημόσιος ανοιχτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα: προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθη¬ 
κε με τους ν. 3212/2003, ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, ν. 
2576/1998, ν. 2940/2001, τον ν. 3263/2004, τις διατάξεις 
του π.δ. 609/1985, π.δ. 402/1996 π.δ. 472/1985 και π.δ. 
210/1997 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για 
την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΜΜΑΤΩΝ 
(ΖΑΡΖΑΝΕΤΙΑ)». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη που θεωρήθηκε από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Φθιώτιδας, ανέρχεται στο ποσό των 18.480,30 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (21.991,56 ευρώ με Φ.Π.Α.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1 α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
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εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1, Α2 και 1ης, για έργα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για την 
ανωτέρω κατηγορία έργων. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

δ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της ΣΑΣ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 

την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 370,00 
ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Θεσσαλιώτιδας. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (60) εξήντα 
ημερολογιακές ημέρες. 

Τα τεύχη της μελέτης διανέμονται στα γραφεία του 
Δήμου Θεσσαλιώτιδας στο Ν. Μοναστήρι Φθιώτιδας 
(τηλ. 2232071229) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
μέχρι και δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής της Δημοπρασίας, με την καταβολή δέκα (10) ευρώ 
στο Ταμείο του Δήμου Θεσσαλιώτιδος. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 25.5.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Ν. Μοναστήρι, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΟΣ ΓΚΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 

Αριθμ. 1908 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ διακηρύσσει τη διενέργεια 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αξιολόγηση τεχνι¬ 
κών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 
ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τον ν. 2229/1994 και το π.δ. 609/1985 και το ν. 3263/2004 
που περιλαμβάνει την οριστική μελέτη εφαρμογής και 
την κατασκευή για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«ΧΥΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΣΥΡΟΥ». 

Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει επίσης να 


συντάξουν και να υποβάλλουν τεχνική μελέτη προσφο¬ 
ράς με βάση τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 4.092.651,00 € χωρίς το ΦΠΑ, εκ 
των οποίων 1.320.313,00 € αφορούν τα έργα οδοποιίας, 
2.058.835,00 € αφορούν τα ΥδραυλικάΈργα, 314.786,00 € 
αφορούν τα έργα στερεών - υγρών - αέριων αποβλήτων 
και 398.717,00 € αφορούν τα οικοδομικά έργα. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ταμείο Συνοχής 
(κοινοτικοί πόροι) 75%, Εθνικοί Πόροι 25%). 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ανω 
Σύρου στην Σύρο στις 6.6.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί 
δημοπρασία κατά την ως άνω ημερομηνία, αυτή θα διε¬ 
νεργηθεί την 13.6.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Αναθέτουσα Αρχή και Κύριος του έργου είναι ο Δήμος 
Ανω Σύρου. 

Το αντικείμενο που δημοπρατείται περιλαμβάνει: 

Την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του έργου, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης 
και σύμφωνα με όσα έχει προσφέρει ο Ανάδοχος στην 
τεχνική προσφορά του. 

Την πλήρη κατασκευή του έργου «ΧΥΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙ¬ 
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΣΥΡΟΥ». 

Πιο συγκεκριμένα στην παρούσα Εργολαβία περιλαμ¬ 
βάνονται: 

• Η μελέτη του ΧΥΤΑ 

•Έργα διαμόρφωσης της λεκάνης απόθεσης του κυτ¬ 
τάρου (εκσκαφές, διαμορφώσεις, στεγανοποίηση κ.λπ.), 
έτσι ώστε με το πέρας του έργου να είναι έτοιμη να δε¬ 
χτεί τις υφιστάμενες αποθέσεις και τα απορρίμματα της 
εξυπηρετούμενης περιοχής για 10 τουλάχιστον έτη. 

•Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων (δίκτυο συλλογής 
στραγγισμάτων του ΣΥΤΑ αποστραγγιστική στρώση του 
ΧΥΤΑ, διαχείριση στραγγισμάτων κ.λπ.) 

• Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 

• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

• Έργα υποδομής 

•Έργα αποκατάστασης υφιστάμενου χώρου διάθεσης 
απορριμμάτων 

• Την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της εγκα¬ 
τάστασης, με την ταυτόχρονη τήρηση προγραμμάτων 
ελέγχου αποδόσεων, μετρήσεων και συντήρησης, που 
θα παραδίδονται στον Εργοδότη. 

• Τη χορήγηση σχεδιαγραμμάτων, βιβλίων καταλό¬ 
γων ανταλλακτικών, εγχειριδίων, οδηγιών και γενικά 
οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει την αποδοτική και 
μακρόχρονη λειτουργία του έργου από τον εργοδότη. 

• Την εκπαίδευση του προσωπικού του ΧΥΤΑ κατά 
το παραπάνω χρονικό διάστημα στη λειτουργία, συντή¬ 
ρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων αποδόσεων, 
μετρήσεων κ.λπ. του έργου. 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων αφορούν το σύ¬ 
νολο του έργου όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α, Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για 
έργα κατηγορίας. 




4248 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 

Εκτός Νομού 

Εντός Νομού 
ή όμορου 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

1.320.313 

2", 3" 

2η, 3η, 4η 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

2.058.835 

2x2η, 3η, 4η 

2x2η, 3η 

4η, 5η 

ΣΤΕΡΕΩΝ - 
ΥΓΡΩΝ - 
ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

314.786 

2χΑ2,1η, 2η 

2χΑ2,1η, 2η, 
3η 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

398.718 

2χΑ2,1η, 2η 

2χΑ2,1η, 2η, 
3η 


Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες 
αντίστοιχες με τις προαναφερόμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
δεκαεννέα (19) μήνες για τη μελέτη, την κατασκευή του 
έργου καθώς και την τεχνική υποστήριξη λειτουργίας που 
θα ακολουθήσει μετά την περάτωση των εργασιών. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυ¬ 
ητική επιστολή ποσού 163.707,00 € προς το Δήμο Ανω 
Σύρου, παρεχόμενη κατά τον τρόπο και τη μορφή που 
περιγράφεται στο Άρθρο 27 του π.δ. 609/1985. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγρα¬ 
φα των στοιχείων της δημοπρασίας, από τα γραφεία 
του Δήμου Άνω Σύρου έναντι του ποσού των 150,00 € 
μέχρι και την 2.6.2006. 

Για λοιπά πληροφοριακά στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Άνω Σύρου, τηλ. 
2281098239, 2281084945. 

Άνω Σύρος, 18 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΙΣΙΔΩΡΟΣ Γ. ΣΑΛΑΧΑΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 
Αριθμ. 2306 

Ο Δήμος Πλατυκάμπου διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 


θρο 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984. 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν.3263/2004 όπως 
αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΕΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 238.000,00 € με Αναθεώρηση και ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 199.354,64 € 
για αναθεώρηση 645,36 € για ΦΠΑ 38.000,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Πλατυκάμπου την Πέμπτη 18.5.2006 με ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών 10.00 π.μ. από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο η δημο¬ 
πρασία δε διεξαχθεί την ημέρα αυτή τότε θα διεξαχθεί 
την Πέμπτη 25 Μάίου 2006 με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β) Προερχόμενες από Κράτη - Μέλη της ΕΈ. ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο,Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με αυτήν 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από Κράτη - Μέλη της ΕΈ. ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ και σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 29% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Για τη συμμετοχή στο δια¬ 
γωνισμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 3.987,00 
ευρώ, που θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνι- 
ζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της 
κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς 
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χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο 
για διάστημα ενενήντα ημερολογιακών ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 του π.δ. 509/1985 
όπως ισχύει). 

Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Αναθέτουσα Αρχή 
/ Φορέας κατασκευής του Έργου / Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ με έδρα ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ 
στην οδό Πλατύκαμπος ΤΚ 40009, τηλ. 2410-971383, ΐαχ 
2410-971672, βπιαϋ ρΙαΙγΙοπι@οΙθηθ1.9Γ όπου οι διαγωνι- 
ζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους ι και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο Ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρω¬ 
ματική εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, έχει καθοριστεί με τη 
Δ17α/03/101/ΦΝ.437/18.10.2004/Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ 
για τις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και 
Πρασίνου σε 12%, και με τη Δ17α/07/114/ΦΝ437/7.2.2005/ 
Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατηγορία Οικοδομικών 
σε 12% ενώ για την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών 
που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις 
καθορίζεται σε 20%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 238.000,00 € και υπόκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανο- 
μένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα Τεύχη Δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την Δευτέρα 15.5.2006, από τα 
γραφεία του Δήμου με την καταβολή 30 € από όπου 
οι ενδιαφερομένου μπορούν να λάβουν γνώση και των 
υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κλπ.) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της Δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένων έχουν εμβάσει στο Δήμο πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κλπ., ο δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης και στις δύο 
περιπτώσεις ο δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
Διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους ή παράλειψης . σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 
3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγω¬ 


νισμό, για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Πλατύκαμπος, 18 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 3721 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Ν. Αιτωλοακαρνανίας διακηρύσσει ότι θα γίνει 
δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΡΕΝΤΑ 
ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ - ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ -ΜΠΟΚΡΙ» 

Προϋπολογισμού: 400.000 ευρώ (με Φ,Π.Α.). 

Σύστημα, υποβολής προσφορών: «ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟ¬ 
ΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ, ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ 
ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ». 

Η δημοπρασία, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.δ. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε με τους ν. 2052/1992 ν. 2229/1994, ν. 2338/1996, 
ν. 2940/2001, ν.3212/2003 και ν. 3263/2004 καθώς και 
τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 και των π.δ. 286/1994, 
368/1994, 210/1997, 285/1997, 218/1999 και λοιπών σχετι¬ 
κών Αποφάσεων και εγκυκλίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία της δημοπράτησης του 
έργου και σύμφωνα με τη Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με 
την Τ.Υ. Απόφασή μας. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 29.5.2006, ημέρα Δευ- 
τέρεα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, στο 
Μεσολόγγι, οδός Κύπρου, από αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί 
στις 5.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ή Κ/ξίες αυτών, εγγραμμένες στο ΜΕΕΠ, βά¬ 
σει του ν.2940/2001, με πτυχίο 1ης τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες με τις 
προϋποθέσεις και περιορισμούς των διατάξεων «περί 
συμμετοχής σε δημοπρασίες» που ισχύουν σήμεραΛ 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 6706 ευρώ δηλαδή 2% 
του προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) του 
έργου και θα απευθύνεται στον κύριο του έργου που 
στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Δ.Ο.Υ. της Ν.Α. 
Αιτολωακαρνανίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμε¬ 
τοχής, διεξαγωγής της δημοπρασίας κ.λπ. (που θα πα- 
ραδίδονται μέχρι και δύο(2) εργάσιμες ημερολογιακές 
ημέρες πριν την δημοπρασία) οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να πάρουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτολωακαρνανίας όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 26310 59651. 

Μεσσολόγγι, 18 Απριλίου 2006 
Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΔΗΜ. ΓΕΡΟΠΑΝΤ ΑΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 1554 

1. Ο Νομάρχης Λακωνίας διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 2» του ν.1418/1984 και το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 
για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΡΟ¬ 
ΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΒΡΥΤΗ». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
60.000 €. 

Στον προϋπολογισμό αυτό, περιλαμβάνονται απρόβλε¬ 
πτα ύψους 5480,27 €, ποσό για αναθεωρήσεις 1,38 €, 
και ΦΠΑ 7983,19 €. 

Ο προϋπολογισμός (με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
αφορά: 

Έργα οδοποιίας: 42015.43 € 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν.1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομη¬ 
νία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας οδός Όθωνος Αμα¬ 
λίας και Παλαιολόγου στη Σπάρτη. Ως ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγω¬ 
νισμό, ορίζεται η 22 Μαΐου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 22 Μαΐου 2006, τότε θα διενεργηθεί την 
29 Μαΐου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων ανάλογης δυναμικότητας για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ όπως ορίζεται στην διακήρυξη, καθώς και επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα ανάλογης 
δυναμικότητας, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα ανάλογης δυναμικότητας. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 840,30 € και απευθύ¬ 
νεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου 
και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην διακήρυξη. 

7. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο- 
πράτησης, χορηγούνται από τον Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών στη Σπάρτη, οδός των 118 αρ. 37, Τ.Κ. 23100, 
τηλ. 2731026287. μέχρι την 17 Μαΐου 2006 ημέρα Τετάρ¬ 
τη, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. 

Σπάρτη, 18 Αρπιλίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμ. 16066 

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία για την ανάδειξη 


αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία ΔΔ Ξηρο- 
ποτάμου» με το σύστημα υποβολής προσφορών επι- 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης σε εφαρμογή των διατάξεων του 
εδαφίου Β της παραγρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, τις διατάξεις του π.δ. 
171/1987 και των όρων της παρούσας διακήρυξης, συνολι¬ 
κής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 243.211,04 
ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 290.000,00 ευρώ 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Στην παρούσα διακήρυξη (για τη δημοπράτηση και την 
εκτέλεση του έργου), ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Ο ν. 1418/1984 «δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους νόμους: 2052/1992, 2229/1994, 2338/1995, 2372/1996, 
2940/2001, 3212/2003 και 3263/2004. 

2. Το π.δ. 609/1985 «κατασκευή δημοσίων έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 286/1994, 
368/1994, 210/1997, 285/1997 και 218/1999. 

3. Το π.δ. 171/1987 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμο- 
δοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε- 
λούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις. 

4. Οι αποφάσεις ΕΔ2α/01 /27/Φ.Ν.294/18.3.1985, 433/2000 
(ΦΕΚ 1176Β/22.9.2000) και Εγκ-Δ17α/04/59/ΦΝ402/21/02. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, στην 1η και 2η τάξη για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (εντός και εκτός νομού). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, 
(Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 661 00, Δράμα) τηλέ¬ 
φωνο 2521021906 και ΡΑΧ 2521023343), την 15η Μαΐου 
2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη 
δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τη’ν 
προηγούμενη Τετάρτη (10.5.2006) και ώρα 13.00 αντί 
τιμήματος 20 ευρώ, το οποίο προκαταβάλλεται στην 
οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας. Σε οποιαδή¬ 
ποτε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού αυτός θα 
διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη (18.5.2006) στο ίδιο μέρος 
και ώρα χωρίς νεα ειδοποίηση. 

Πα τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαραίτητη πλην 
των λοιπών δικαιολογητικών είναι και η υποβολή εγγυ¬ 
ητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 4.865,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521034444 (Οικονομίδη 
Γ εώργιο). 

Δράμα, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ 

Αριθμ. 1649 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΙΤΑΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ προκηρύσ¬ 
σω ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
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προσφορές με το σύστημα προσφορά επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4β του άρθρου 
4 του ν. 1418/1984 και άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για 
την ανάδειξη Εργοληπτικής Επιχείρησης για την κατα¬ 
σκευή του έργου: Αποπεράτωση δρόμου Ξερόκαμπος 
Ζάκρος 

Προϋπολογισμού 350.000 € με ΦΠΑ κατηγορίας ερ¬ 
γασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου ΙΤΑ- 
ΝΟΥ Λασιθίου στις 22.5.2006 ημέρα Δευτέρα από 9:00 
μέχρι 10:00 (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλα¬ 
βής προσφορών) και επαναληπτική, αν για οποιοδήποτε 
λόγο δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, 
την Δευτέρα 29.5.2006 από 9:00 μέχρι 10:00 (που θα είναι 
η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2ης κατηγορίας και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% του πρ/σμού μελέτης του έργου, δηλαδή 
στο ποσό 5.873 €, παρέχεται με εγγυητική επιστολή 
Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του 
ΤΣΜΕΔΕ ή του Τ.Π. & Δ. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, θα απευθύνεται προς 
τον Δήμο ΙΤΑΝΟΥ Νομού ΛΑΣΙΘΙΟΥ. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τεύχη δημο- 
πράτησης θα παρέχονται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Λασιθίου τις εργάσιμες μέρες και ώρες. (τηλ. 28410 
22257 αρμόδιος Μηλιάκης). 

Παλαίκαστρο, 19 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑΚΗΣ 
-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 
Αριθμ. 4746 

Ο Δήμος Τοπείρου Νομού Ξάνθης προκηρύσσει Δη¬ 
μόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, κατά 
ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος 4β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 - «Δημόσια 
Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α'84) 
και των εκτελεστικών διαταγμάτων π.δ. 609/1985 π.δ. 
171/1987, π.δ. 323/1989, π.δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους νόμους: 

ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α'94/5.6.1992), ν. 2229/1994 
άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138Α'/13.8.1994), ν. 2338/1995 άρθρο 
13 (ΦΕΚ Α' 202/14.9.1995), ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 
29/28.2.1996), ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α 180/6.8.2001), ν. 3212/2003 
(ΦΕΚ 308Α/31.12.2003), και ν. 263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28.9.2004), 
ΦΕΚ 408/29.3.2005, καθώς και την απόφαση του Υπουρ¬ 
γού με αριθμό Δ17α/06 /18ΦΝ437/2.2.2006 περί Έγκρισης 
2Ί ς βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων 
έργων, όπως αυτοί ισχύουν κατά την ημερομηνία απο¬ 


στολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό τύπο και με τους όρους του παρόντος τεύχους, 
και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
των εργασιών του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙ¬ 
ΣΜΟΥΣ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ - ΚΕΝΤΗΤΗΣ» συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού 300,000,00 ευρώ (252.100,00 για εργασίες και 
47.900,00 για Φ.Π.Α.). 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15.5.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 09:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. (λήξη παραλα¬ 
βής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου Ν. 
Ξάνθης από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ/τος 
609/1985, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α /28.9.2004). 

Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με την αρ. 29/2006 
μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερ. 
μηνών. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες γραμμένες στο Ελληνικό 
μητρώο Μ.Ε.Ε.Π του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Α2' και άνω τάξης για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Παραλαβή τευχών μελέτης δημοπράτησης και οικο¬ 
νομικής προσφοράς θα διατίθενται από την ΣΔΑΝΞ 2ο 
χιλ. ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (τηλ. 25410 - 77526) μέχρι και 
την 10 Μάίου 2006 ημέρα Τετάρτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμ¬ 
μετοχής 2% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
μελέτης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, δηλαδή 5.020.00 
Ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Τοπείρου καθώς 
επίσης και υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση για το ανε¬ 
κτέλεστο μέρος των συμβάσεων σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 16 παρ. 7 του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν. 2229/1994 και το άρθρο 5 της ΕΔ2α/01/27/Φν. 
294/18.3.1985, όπως τροποποιήθηκε με την 17 α /03/74/Φ.Ν. 
312/16.12.1994. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης (25410-22856) 
ή στο Δήμο Τοπείρου (25410-42000). 

Εύλαλο, 18 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 
Αριθμ. 3168 

Ο Δήμος Μύκης Νομού Ξάνθης προκηρύσσει Δημό¬ 
σιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, κατά 
ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος 4β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 - «Δημόσια 
Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α'84) 
και των εκτελεστικών διαταγμάτων π.δ. 609/1985 π.δ. 
171/1987, π.δ. 323/1989, π.δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους νόμους: 
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ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α'94/5.6.1992), 
ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138Α713.8.1994), 
ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/14.9.1995), ν. 2372/1996 
άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996), ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 
Α 180/6.8.2001), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003), και 
ν. 263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28.9.2004), ΦΕΚ 408/29.3.2005, κα¬ 
θώς και την απόφαση του Υπουργού με αριθμό Δ17α/06 
/18ΦΝ437/2.2.2006 περί Έγκρισης 2 ης βελτίωσης πρότυ¬ 
πων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων, όπως αυτοί 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και με 
τους όρους του παρόντος τεύχους, και καλεί τους εν¬ 
διαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών 
του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. 
ΩΡΑΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 119,000,00 ευρώ 
(100,000,00 για εργασίες και 19,000,00 για Φ.Π.Α). 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στις 11.5.2006- ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 09:00 π.μ. ως 10:00. π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μύκης Ν. Ξάνθης 
από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ/τος 609/1985, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετά ν. 3263/2004 
(ΦΕΚ 179Α/28.9.2004). 

Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με την αρ. 43/2002 
μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ σε προθεσμία τριών (3) ημ. μηνών. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή Κοινοπραξίες γραμμένες στο Ελληνικό μητρώο 
Μ.Ε.Ε.Π του ΥΠΕΧΩΔΕ: 

-Α2 Τάξεως και άνω για έργα (ΥΔΡ) ή 2 Α1 για έργα 
(ΥΔΡ) 

Παραλαβή τευχών μελέτης δημοπράτησης και οικονο¬ 
μικής προσφοράς από τον Δήμο Μύκης, οδός Σμίνθη Ν. 
Ξάνθης, Πληροφορίες Τεχνική υπηρεσία τηλ. 2541065461 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και 
την 8 Μάίου 2006. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμ¬ 
μετοχής 2% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
μελέτης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, δηλαδή 5.020.00 
ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Μύκης καθώς επίσης 
και υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση για το ανεκτέλεστο 
μέρος των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2229/1994 
και το άρθρο 5 της ΕΔ2α/01/27/Φν. 294/18.3.1985, όπως 
τροποποιήθηκε με την 17 α /03/74/Φ.Ν.312/16.12.1994. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης (25410-22856) ή στο Δήμο Μύκης 
(25410-65461). 

Μύκη, 19 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΜΟΥΤΖΑΧΗΙ ΝΤΟΥΓΚΙΑΝΤΖΗ 


(31) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθμ. 16164 

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία ΔΔ Χωρι¬ 
στής» με το σύστημα υποβολής προσφορών το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του εδαφίου α της παραγρ. 4 του άρθρου 
4 του ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/85, τις 
διατάξεις του π.δ. 171/1987 και των όρων της παρούσας 
διακήρυξης, συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης 
δαπάνης 126.050,42 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 
και 150.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Στην παρούσα διακήρυξη (για τη δημοπράτηση και την 
εκτέλεση του έργου), ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα; 

1. Ο ν. 1418/1984 «δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους νόμους: 2052/1992, 2229/1994, 2338/1995, 2372/1998. 
2940/2001, 3212/2003 και 3263/2004. 

2. Το π.δ. 609/1985 «κατασκευή δημοσίων έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 286/1994, 
368/1994, 210/1997, 285/1997 και 218/1999. 

3. Το π.δ. 171/1987 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμο- 
δοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε- 
λούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις. 

4. Οι αποφύσεις ΕΔ2α/01/27/φ.ν. 294/18.3.1985, 433/2000, 
(ΦΕΚ 1176Β722.9.2000) και (Εγκ-Δ17α/04/59/ΦΝ402/21/02). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2,1 η και 2 η τάξη (εντός 
νομού) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, 
(Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 661 00, Δράμα) τηλέ¬ 
φωνο 2521021906 και ΕΑΧ 2521023343), την 18η Μάίου 
2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη 
δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 
προηγούμενη Δευτέρα (15.5.2006) και ώρα 13.00 αντί 
τιμήματος 20 ευρώ, το οποίο προκαταβάλλεται στην 
οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας. Σε οποιαδή¬ 
ποτε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού αυτός θα 
διεξαχθεί την επόμενη Δευτέρα (22/0572006) στο ίδιο 
μέρος και ώρα χωρίς νέα ειδοποίηση. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαραίτητη πλην 
των λοιπών δικαιολογητικών είναι και η υποβολή εγγυη¬ 
τικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2.520,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521034444 (Οικονομίδη 
Γ εώργιο). 

Δράμα, 19 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 


(32) 


Αριθμ. 1594 


Ο Δήμαρχος του Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου δια- 
κηρρύσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές κατά το σύστημα προσφοράς με ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης - άρθρο 6 του π.δ. 609/1985, όπως ισχύ¬ 
ουν σήμερα μετά την τροποποίηση ή αντικατάσταση 
της και τους όρους της συγκεκριμένης μελέτης για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Δ.Δ, ΓΡΕ- 
ΒΕΝΙΤΙΟΥ» Προϋπολογισμού δημοπράτησης 70.000,00 € 
(με Φ.Π.Α.), ήτοι: 

Δημοπρατούμενες εργασίες 43.008,05 € 

Ε.Ο. & Γ.Ε 38% 7.741,45 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 50.748(50 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.612,42 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 461,61 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 58,823,53 € 

ΦΠΑ 19% 11.1.76,47 € 

ΣΥΝΟΛΟ 70.000.00 € 


Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 4η Μάίου 
2006. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4η Μα'ΐου 2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 4η Μα- 
'ΐου 2006, τότε θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 8 Μα'ΐου και 
ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και πάνω 
για έργα κατηγορίας οδοποιία. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την κατηγορία οδοποιίας του Ελληνικού 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 1.127,24 € οι οποίες θα απευθύνονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορί¬ 
ζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27 του π.δ. 609/1985. Σε 
περίπτωση Κ/ξίας οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της. 

Σχετικοί όροι του διαγωνισμού και περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες δίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από τα γραφεία του Δήμου και στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Περιφέρεις Ν. Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να πάρουν το σφραγισμένο έντυπο Οι¬ 
κονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι 


διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα 
τεύχη δημοπράτησης, μέχρι και δύο (2) πλήρεις ημερο¬ 
λογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της Δημοπρασίας, από τα γραφεία του Δήμου με την 
καταβολή δέκα (10) €. 


Μηλιωτάδες, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
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Ο Δήμαρχος Αμαλιάδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
Εσωτερική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων (αρ. μ. 
36/2006) προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 500.000,00 € 
από πιστώσεις Θησέας. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 22.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην 
έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 25.5.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ 1η κατηγορίας 
και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 609/1985, 
π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 8.404,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τέσσερις 
(4) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση κα¬ 
θώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία του Φορέα μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26220 
38546) και της Τ.Υ.Δ.Α., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 


Αμαλιάδα, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΟΥΡΑΣ 

-♦- 

(34) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 


Αριθμ. 1926 

Ο Δήμαρχος Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας προκηρύσ¬ 
σει δημόσια ανοικτή δημοπρασία, με σφραγισμένες 
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προσφορές κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης (άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) κατά ομάδες τι¬ 
μών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε με τους ν. 2229/1994 και 3263/2004 
και του π.δ/τος 609/1985 και 171/1987, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «Ανάπλαση κέντρου Δ.Δ. Μαργαρι- 
τίου», προϋπολογισμού δαπάνης 85.714,29 € χωρίς ΦΠΑ 
(102.000,00 € με ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 Μάίου 2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα λήξης 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Μαργαριτίου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1, 
Α2 και 1ης Τάξεως για έργα κατηγορίας οικοδομικών 
και Α1, Α2 και 1ης Τάξεως για έργα κατηγορίας ηλε- 
κτρομηχανολογικών, καθώς και κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1, Α2 
και 1ης Τάξεως για έργα κατηγορίας οικοδομικών με 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 
Α1, Α2 και 1ης Τάξεως για έργα κατηγορίας ηλεκτρο- 
μηχανολογικών. 


Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, ήτοι 1.700 €. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του 12%, όπως έχει 
καθοριστεί στους όρους της Διακήρυξης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του Αρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 29 Μάίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 10:00 
π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαργαριτίου. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δη- 
μοπράτησης διατίθενται από γραφεία του Δήμου στο 
Μαργαρίτι καθώς και από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. 
Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα μέχρι και τη Δευτέρα 
15 Μάίου 2006. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στο 
Μαργαρίτι. 

Μαργαρίτι, 18 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 6υΐΌ, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή 0Ω: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β' 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ' 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή οΟ-γοπί από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευ ιό προσαυξανόμενη κατά 1 θοιό ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οό-Γοπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, Ιαχ : 210 - 4071010 ϊηΙβΓΠβΙ: ΙιΙΙρ://νννννν.θ1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το Ιηίοτηοΐ 

Α’ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

1 90 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

1 60 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


* Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 6υτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 βυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐβπιβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οιΔήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α απά την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά απά ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00 

















